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COMUNE DI AMATRICE 



Provincia di Rieti 


VERB ALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 


N 183 delibera 


Data 11-11-2013 


OGGETTO: Programma "6000 Campanili": approvazione progetto 
esecutivo per il completamento dei lavori di consolidamento statico e 
recupero funzionale del Complesso di San Francesco, sito in Amatrice 
Capoluogo. 


L’anno duemilatredici il giorno undici del mese di novembre alle ore 12:50, nella sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si e riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori: 


PIROZZI SERGIO 

SINDACO 

P 

MONTEFORTE PIERGIUSEPPE 

ASSESSORE 

P 

CARLONI GIANLUCA 

ASSESSORE 

P 

PAGANELLI GIAMBATTISTA 

ASSESSORE 

A 

PALOMBINI FILIPPO 

ASSESSORE 

A 


Partecipa alia seduta il Segretario D.SSA MARIA LAURA LEONCINI 

Il Presidente Sig. SERGIO PIROZZI 
in qualita di SINDACO 


Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alia trattazione 
deH’argomento di cui all’oggetto. 


LA GIUNTA COMUNALE 


VISTO F awiso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante: “Adempimenti relativi 
all’attuazione del Programma 6000 Campanili, di cui all’art. 18 comma 9 del D.L. n° 69 del 
21.06.2013 convertito nella Legge n° 98 del 09 agosto 2013 pubblicata sulla Gazzetta Ufflciale n° 
194 del 20.08.2013 - S.O. n° 63 entrata in vigore il 21 agosto 2013; 

DATO ATTO CHE il programma “ 6000 Campanili ” riguarda la realizzazione di un piano di 
piccole opere nei Comuni sotto i 5.000 abitanti, i quali, pertanto, possono presentare domanda di 
contributo finanziario, presentando un solo progetto, anche comprendente piu opere connesse 
funzionalmente, il cui importo non potra essere inferiore ad € 500.000= e superiore a € 1.000.000=; 

DATO ATTO, altresi, che sono ammissibili a finanziamento, tra gli altri, gli interventi, 
infrastrutturali e di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi 
compresi gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche; 

DATO ATTO, ulteriormente, che alia richiesta di finanziamento va allegato, tra Faltro, il progetto 
(definitivo) munito di tutti i pareri necessari per la sua approvazione; 

CONSIDERATO CHE questo Comune si e dotato, ed ha approvato, previa acquisizione dei pareri e 
nulla-osta prescritti per legge, il progetto generale per il consolidamento statico ed il recupero 
funzionale del Complesso di San Francesco, in Amatrice Capoluogo, che si sta realizzando a stralci, 
secondo lotti funzionali, via via che si ottengono i necessari finanziamenti; 

RILEVATO CHE per addivenire al completamento dell’intervento de quo occorre dare attuazione 
agli interventi pertinenti le aree destinate alia ristorazione (cucine, dispense, sale pranzo) ed alle 
attivita collettive (sala conferenze, sala riunioni) con i relativi servizi, posti al piano terra del 
complesso immobiliare, attesa la destinazione finale attribuita alio stesso di ostello per la gioventu; 

RILEVATO CHE il progetto generale anzidetto e stato redatto dall’Associazione Temporanea 
Professionale costituita dai seguenti professionisti: Ing. Luigi Bucci, Ing. Eugenio Gigli ed Arch. 
Sara Mazzolena; 

RITENUTO DI presentare domanda di contributo per l’accesso e l’utilizzo delle risorse previste dal 
Programma “ 6000 Campanili ” per il completamento dei lavori di consolidamento statico e recupero 
funzionale del Complesso di San Francesco; 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n° 174 del 22.10.2013 con la quale questa Amministrazione ha 
disposto: 

- di presentare domanda di contributo per Faccesso e Futilizzo delle risorse previste dal Programma 
“ 6000 Campanile per il completamento dei lavori di consolidamento statico e recupero funzionale 
del Complesso di San Francesco, in Amatrice Capoluogo; 

- di conferire alFAssociazione Temporanea Professionale costituita da Ing. Luigi Bucci, Ing. 
Eugenio Gigli ed Arch. Sara Mazzolena Fincarico di aggiornamento economico del progetto 
esecutivo per il completamento dei lavori di consolidamento statico e recupero funzionale del 
Complesso di San Francesco, sito in Amatrice Capoluogo; 



VISTO il progetto esecutivo per il completamento dei lavori di consolidamento statico e recupero 
funzionale del Complesso di San Francesco, redatto dall’ATP Ing. Bucci Luigi, Ing. Gigli Eugenio 
ed Arch. Mazzolena Sara, dell’importo complessivo di €. 1.000.000,00, di cui €. 713.716,53 per 
lavori ed €. 286.283,47 per somme a disposizione dell’Amministrazione, composto dagli elaborati 
riportati nell’elenco che segue, che se pur non materialmente allegati al presente prowedimento ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale rimanendo depositati presso l’ufficio tecnico, IV Settore 
“LL.PP. - Manutenzioni e Patrimonio”; 

A) REL AZIONE TECNICA - agg. 1 0/20 1 3 

B) RELAZIONE STORICO-ARTISTICA 

C) RELAZIONE GEOLOGICA 

D) RELAZIONE SISMICA 

E) CALCOL1 STRUTTURE 

F) DOCUMENT AZIONE FOTOGRAFICA 

G) ELENCO PREZZI UNITARI - agg. 1 0/20 1 3 

H) ANALISI NUO VI PREZZI 

I) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - agg. 10/2013 

J) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

K) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

L) PIANO DI MANUTEN ZIONE 

M) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
ELABORATI GRAFICI 

- Tav. 1) LIVELL1 VAR1 - Localizzazione interventi architettonici - 1:200 

- Tav. 2) LIVELLO -3,75;-2,30 - Pianta ante-operam 1:100 

- Tav. 3) LIVELLO +0,00;+0, 90 - Pianta ante-operam 1: 100 

- Tav. 4) LIVELLO +4,50 - Pianta ante-operam 1:100 

- Tav. 5) PIANO COPERTURE - Pianta ante-operam 1:100 

- Tav. 6) PROSPETTI Ante-operam 1:50 

- Tav. 7) SEZIONI Ante-operam 1:50 

- Tav. 8) LIVELLO -3,75;-2,30 - Pianta - Progetto Architettonico 1: 100 - agg. 10/2013 

- Tav. 9) LIVELLO +0,00;+0, 90 - Pianta - Progetto Architettonico 1:100 - agg. 10/2013 

- Tav. 10) LIVELLO +4,50 - Pianta - Progetto Architettonico 1: 100 

- Tav. 11) PIANO COPERTURE - Pianta - Progetto Architettonico 1:100 

- Tav. 12) PROSPETTI Post-operam 1:50 

- Tav. 13) SEZIONI Post-operam 1:50 

- Tav. 14) VARI LIVELL1 - Pianta - Architettonico con arredi - 1:50 

- Tav. 15) PIANTA E ARMATURE FONDAZIONI - 1:50 

- Tav. 16) CARPENTERIE ED ARMATURE VARI LIVELLI - 1:50 

- Tav. 17) CARPENTERIE ED ARMATURE VARI LIVELLI- 1:50 

- Tav. 18) INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO VOLTE E STRUTTURE LIGNEE - 1:50 

- Tav. 19) PARTICOLARI COSTRUTTIVI - 1:10 

- Tav. 1X1) IMPIANTO TERMICO P1ANTE VARI LIVELLI 

- Tav. I.E.l) IMPIANTO DI 1LLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PIANO INTERRATO 

- Tav. I.E.3) IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO TERRA 

- Tav. I.E.6) IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO PRIMO 

VISTO il verbale di validazione redatto in data 06.11.2013, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 del 
D.P.R. 05.10.2010 n° 207, dal R.U.P. Geom. Danilo Salvetta, il quale, pur se non materialmente 
allegato al presente prowedimento ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, rimanendo 
depositato presso l’ufficio tecnico, IV Settore “LL.PP. - Manutenzioni e Patrimonio”; 

VISTO il D. Lgs 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture); 



VISTO il D.P.R. del 05.10.2010 n° 207 e ss.mm.ii. (regolamento attuativo del codice dei contratti 
pubblici); 

VISTO il decreto legislative n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto del Comune di Amatrice, approvato con delibera di C.C. n° 15 del 28.04.2007 e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento Comunale degli Uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n° 771 del 
31.12.1998, come modificato ed integrato con delibera di G.C. n. 94 del 14.06.2005; 

VISTO il bilancio dell’esercizio in corso, approvato con delibera di C.C. n° 38 del 08.07.2013; 

VISTO il prowedimento sindacale n° 03 del 24/08/2011 con il quale e stato attribuito l’incarico di 
Responsabile del Servizio “ Lavori Pubblici - Manutenzioni e Patrimonid’’’ al Geom. Danilo Salvetta; 

ACQUISITI i prescritti pareri di legge; 

Tutto cio premesso e considerato; 

con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e forme di legge 


DELIBERA 

1 °) - la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente prowedimento e qui si intende 
integralmente riportata; 

2°) - di approvare il progetto esecutivo per il completamento dei lavori di consolidamento statico e 
recupero funzionale del Complesso di San Francesco, redatto dall’ATP Ing. Bucci Luigi, Ing. Gigli 
Eugenio ed Arch. Mazzolena Sara, dell’importo complessivo di €. 1.000.000,00, di cui €. 713.716,53 
per lavori ed €. 286.283,47 per somme a disposizione dell’Amministrazione, composto dagli 
elaborati riportati nell’elenco che segue, che se pur non materialmente allegati al presente 
prowedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale rimanendo depositati presso l’ufficio 
tecnico, IV Settore “LL.PP. - Manutenzioni e Patrimonio”; 

A. RELAZIONE TECNICA - agg. 10/2013 

B. RELAZIONE STORICO-ARTISTICA 

C. RELAZIONE GEOLOGICA 

D. RELAZIONE SISMICA 

E. CALCOLI STRUTTURE 

F. DOCUMENT AZIONE FOTOGRAFICA 

G. ELENCO PREZZI UN1TARI - agg. 1 0/20 1 3 

H. ANALISI NUO VI PREZZI 

I. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - agg. 10/2013 

J. CAPITOL ATO SPECIALE D’APPALTO 

K. PIANO DI SICUREZZA E COORD1NAMENTO 

L. PIANO DI MANUTENZIONE 

M. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
ELABORATI GRAFICI 

- Tav. 1) LIVELLI VARI - Localizzazione interventi architettonici - 1:200 



- Tav. 2) LIVELLO -3,75;-2,30 - Pianta ante-operam 1:100 
Tav. 3) LIVELLO +0,00;+0, 90 - Pianta ante-operam 1:100 

- Tav. 4) LIVELLO +4,50 - Pianta ante-operam 1:100 

- Tav. 5) PIANO COPERTURE - Pianta ante-operam 1:100 

- Tav. 6) PROSPETTI Ante-operam 1:50 

- Tav. 7) SEZION1 Ante-operam 1:50 

Tav. 8) LIVELLO -3, 75;-2, 30 - Pianta - Progetto Architettonico 1:100 - agg. 10/2013 

- Tav. 9) LIVELLO +0,00;+0, 90 - Pianta - Progetto Architettonico 1:100 - agg. 10/2013 
Tav. 10) LIVELLO +4,50 - Pianta - Progetto Architettonico 1: 100 

- Tav. 11) PIANO COPERTURE - Pianta - Progetto Architettonico 1:100 

- Tav. 12) PROSPETTI Post-operam 1:50 

- Tav. 13) SEZION1 Post-operam 1:50 

- Tav. 14) VARI LIVELL1 - Pianta - Architettonico con arredi - 1:50 

- Tav. 15) PIANTA E ARMATURE FONDAZIONI -1:50 

- Tav. 16) CARPENTERIE ED ARMATURE VARI LIVELLI - 1:50 

- Tav. 17) CARPENTERIE ED ARMATURE VARI LIVELLI- 1:50 

- Tav. 1 8) INTERVENTI DI CON SOLID AMENT O VOLTE E STRUTTURE LIGNEE -1:50 

- Tav. 19) PARTICOLARI COSTRUTTIVI - 1:10 

- Tav. I.T.l) IMPIANTO TERMICO PIANTE VARI LIVELLI 

- Tav. I.E.l) IMPIANTO Dl ILLUMINAZIONE E FORZA MOTR1CE PIANO INTERRATO 

- Tav. I.E.3) IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO TERRA 

- Tav. I.E.6) IMPIANTO Dl ILLUMINAZIONE PIANO PRIMO 

3°) di subordinare la realizzazione dell’ opera all’esito della richiesta di finanziamento da inoltrare al 
Ministero delle Infrastratture e dei Trasporti a valere sul “Programma 6000 Campanili”; 

4°) - di dichiarare, con voti unanimi e favorevoli, il presente prowedimento immediatamente 
eseguibile. 



La presenta deliberazione viene cosi sottoscritta: 


IL SINDACO IL SEGRETARIO 

F. to SERGIO PIROZZI F. to D.SSA MARIA LA URA LEONCINI 


Attesto che la presente deliberazione e pubblicata all’Albo Comunale dal 12-1 1-2013 Reg. 973 

Li 12-11-2013 


IL SEGRETARIO 
F.to D.SSA MARIA LAURA LEONCINI 


E’ copia confonne all’originale 
11, 12-11-2013 

IL SEGRETARIO 
D.SSA MARIA LAURA LEONCINI 


La presente deliberazione trascorsi 10 giomi dalla suindicata data di inizio pubblicazione, e divenuta 

esecutiva 

li, 11-11-2013 

El ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

El Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 - del T.U. leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali. 
li, 11-11-2013 


IL SEGRETARIO 
F.to D.SSA MARIA LAURA LEONCINI 



